Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.wokiss.pl/przemet/ 



Przemęt: Budowa strażnicy OSP w Buczu 
Numer ogłoszenia: 7036 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

[y] zamówienia publicznego 
P] zawarcia umowy ramowej 

P ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemęt , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, tel. 65 5496071, 
faks 65 549 69 77. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa strażnicy OSP w Buczu. 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 
budowę nowego obiektu pełniącego funkcję strażnicy OSP na działce nr 1027 położonej w miejscowości Bucz, 
polegającą na : -rozbiórce istniejącego budynku -budowie strażnicy OSP wraz z instalacją sanitarną i elektryczną 
-utwardzeniu placu przy nowobudowanym obiekcie, służącego jako miejsca postojowe i manewrowe 
-posadowieniu bezodpływowego zbiornika na ścieki -wykonaniu przyłącza wodociągowego Szczegółowy zakres 
robót określają załączony projekt budowlany: branża budowlana, sanitarna, elektryczna [zał. nr 9 do SIWZ] oraz 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót[zał. nr 10 do SIWZ] Załączone przedmiary robót 
stanowią wyłącznie element pomocniczy a nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 
630 § 1 K.c [załącznik nr 11]. Autorem dokumentacji budowlanej jest: KAJOCH Kompleksowa Obsługa 
Budownictwa Kąkolewo, ul. Kwiatowa 12 64-113 Osieczna UWAGA: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia 
z materiałów własnych z wyjątkiem następujących materiałów, które posiada zamawiający i które to materiały, 
ilościowo zostały ujęte w przedmiarach robót: 1. nadproża żelbetowe LI 9 [materiał składowany na terenie 
oczyszczalni Ścieków w Przemęcie - dostarczenie materiałów na teren budowy po stronie wykonawcy ]: dł. 1 20 
cm -6 szt dł. 1 50 cm -4 szt dł. 21 0 cm- 2 szt dł. 330 cm- 2 szt 2. Stal [bezpośrednia dostawa na teren budowy] fi 
12 żebrowane 260 kg fi 6 gładka 70 kg 3. pustak ceramiczny 23,8x25x37,8 - 3520 szt [bezpośrednia dostawa na 
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teren budowy] 4. bloczek betonowy 14x25x38 - 700 szt [bezpośrednia dostawa na teren budowy] 5. płyty 
kanałowe [bezpośrednia dostawa na teren budowy] S4,5 570x120 - 6szt S4,5 570x90 - 3szt S4,5 520x120 - 6szt 
S4,5 520x90 - 3szt 6. płyta Filigran 175x220 - 1 szt [bezpośrednia dostawa na teren budowy] Zakres prac 
obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz świadectwo energetyczne. Wszystkie 
ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie 
przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach 
jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 201 4r. poz. 
883 tekst jednolity] Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą 
techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 
budowlanej oraz etyką zawodową. 

11.1.5) 

j^| przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

11.1 .6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21 .61 .21 -8. 

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31 .07.201 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III. 1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100). Wadium 
musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. 
Pieniądzu 2. O poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach 
ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 
8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /Budowa strażnicy OSP w Buczu / Kserokopię polecenia przelewu 
należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty 
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kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku 
bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy 
dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po 
poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie 
wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać 
bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego 

111.2) ZALICZKI 

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

111.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie, iż wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest 
krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową lub 
przebudową budynku o powierzchni użytkowej min. 80 m2, w ramach których wykonano instalację 
wod-kan oraz elektryczną o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania 
powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę wykaz robót, o 
którym mowa w rozdziale V.1 litera b), na zasadzie wykazał/nie wykazał. Uwaga: warunek posiadania 
wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga aby jeden z wykonawców 
wykazał spełnienie ww warunku - wykazał wykonanie należycie dwóch wymaganych robót 
budowlanych. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany 
jako podwykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia. Udostępnienie zasobów wiedzy i 
doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót 

111.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje przy realizacji 
niniejszego zamówienia osobami [które będą kierować realizacją zamówienia] uprawnionymi do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w 
specjalności niezbędnej do wykonania robót określonych w niniejszej SIWZ. Na tej podstawie 
Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji 
wymienionych poniżej: -kierownik budowy mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, jako 
kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży 
ogólnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) -kierownik robót mający co 
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, jako kierownik budowy lub robót, posiadający uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust.1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
-kierownik robót mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, jako kierownik budowy lub 
robót, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci i instalacji sanitarnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) Ocena spełniania 
powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie 
oraz wykaz osób, o których mowa w rozdziale V.1 lit c), d) SIWZ na zasadzie wykazał/nie wykazał 
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i wykaże, iż posiada środki finansowe 
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 
00/100) oraz posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, a wartość na jaką powinna opiewać polisa ma zabezpieczać 
pokrycie ewentualnej szkody w pełnej wysokości jednak nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana 
w oparciu o przedłożone przez wykonawcę dokumenty o których mowa w rozdziale V.1 . litera e) i f) 
SIWZ, na zasadzie wykazał/ nie wykazał 

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
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załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia; 

• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby należytego wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie 
zasobami innego podmiotu w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia.; 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III. 4. 2. 

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

Nl.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

111. 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

111.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 

-Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 1 .2 polega na wiedzy i 
doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tego podmiotu do podjęcia się wykonywania 
zamówienia jako podwykonawca w tym zakresie robót , w którym wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu. 
Pisemne zobowiązanie musi zawierać w szczególności zakres i okres udziału podwykonawcy przy wykonywaniu 
zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie zasobami innego podmiotu w stopniu 
niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. -Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o 
którym mowa w rozdziale IV pkt. 1.4 polega na zasobach osobowych podmiotu trzeciego [ na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych] składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie 
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów osobowych na potrzeby 
należytego wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie zasobami osobowymi 
innego podmiotu w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. -Wypełniony formularz ofertowy 
podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 
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--Uproszczony kosztorys ofertowy: Kosztorys ofertowy dla Zamawiającego będzie stanowił jedynie funkcję 
pomocniczą. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł sprawdzić poziom przyjętych cen i ilości 
przedmiarowych w celu ewentualnego częściowego odbioru robót i ich rozliczenia na etapie realizacji inwestycji 
oraz rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy lub w przypadku 
określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto kosztorys będzie pełnił funkcję kontrolną w 
przypadku zawierania umowy przez wykonawcę z podwykonawcą na zasadach określnych w art. 647 1 Kodeksu 
cywilnego. Kosztorys ofertowy nie będzie elementem podlegającym ocenie i porównywania ofert. W kosztorysie 
ofertowym Wykonawca powinien ująć wszelkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do 
należytego wykonania zamówienia. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji 
przedmiarowych oraz tabelę elementów scalonych. Brak kosztorysu nie będzie podstawą odrzucenia oferty --W 
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 
określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub 
notarialnie potwierdzona kopia. -W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane 
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 95 

2 - Gwarancja - 5 

IV. 2. 2) 

□ Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we /wzorze umowy/ stanowiącym załącznik nr 8 
do SIWZ 

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://bip.wokiss.pl/przemet/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przemęt, ul. 
Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr 16. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01 .201 6 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr. 24 lub przesłać 
pocztą, z dopiskiem /Budowa strażnicy OSP w Buczu /. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 24.02.2016. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 




